ಕರ್ನಾಟಕ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 


p) 


2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ನ 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ; 


1250(1420) 
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
10.03.2022. 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಪಕ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಎತ್ತನಷೂಳ ಸವಾಕ್ತ ನಡಯ ನಕ] 


ಯೋಜನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವಾಗ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು 
ನೀಡಲಾಯಿತು; ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 


(ಡಿಪಿಆರ್‌ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಎತ್ತಿನಹೊಳ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯವ ನೀನನ ಯೋಜನ 
24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ 
"ರೂ.12,912.36 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಣೃತ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:17.02.2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಡಿ.ಪಿಆರ್‌ ನ 
ಸಾಫ್ಟ್‌ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ ಮತ್ತು 
ಕರಾರು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ, ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಮತ್ತು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು; 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 
ಯಾವುದು (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸರಕಾರಿ, 
ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ 
ವಿಸ್ಲೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ನಿಗಮದ ಸ್ಪಾಧೀನತೆಗೆ 
ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಭೂ ವಿಸ್ಲೀಣ ವೆಷ್ಟು 
ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು 
ವಿತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರದ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸೆಮೆಗ್ರ `` `ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನಿನ 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
v ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ 
ಳ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು 


೪ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು 
ಒಟ್ಟಾರೆ — 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
1,745ಎ-35ಗು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ, 5078ಎ 
ಪ್ರದೇಶವು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ, 6667ಎ-35ಗು 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 3256ಎ-35.12ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೂಸ್ತಾಧೀನ 
ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಕಲಂ 19(1) ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, 1421ಎ-30ಗು ಜಮೀನಿಗೆ 
ಅವಾರ್ಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 
392ಎ-36ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ 


I18a-10nಗು 
11,745ಎ-35ಗು 

992ಎ-37ಗು 
12857ಎ-2. 5ಗು 


[ 


ರ ಫೆಗಳು- | ——-ಿತ್ತರಗಳು........... ನ. 
1 ಾಸ್ಥಾಧಾನಪಡಸಕನ್ಳವಾಗದೆ. `ಒಡ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ' 
' 950ಎ-03ಗು ಜಮೀನನ್ನು 201 ರ ಭೂಸ್ತಾಧೀನ 
ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಮತ್ತು. 392ಎ-36ಗು ಜಮೀನನ್ನು ನೇರ 


ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(8 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 1721 ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ “ರೂ.490” 96 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 
ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 203 ರ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ 
ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಸ್ಪಾಧೀನಪ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ರೂ.294.93 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ರೂ.169.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿಯಡಿ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. i 


ಪ್ರಸ್ತುತ 442 ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, 
ರೂ.200.07 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
.| ನೇರ ಖರಠೀದಿಯಡಿ .23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, 
ರೂ.10.83 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಈ) ಈ ಯೋಜನೆಯ'ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
-ಬಿಲ್‌.. ... ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; . (ಕಾಮಗಾರಿ.. 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ, 
ಇ.ಎಫ್‌.ಖ ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
[ಮತ್ತ ವಿಳಾಸವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | EN OE TS 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 31 ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2022 My, 


ವಿವರೆಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. " : i 


ದ ಎಕ್ಲಿ ರಡೋಳಿ 
ಲಸಂಪನ್ಮೊಲ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಬಂಡಾರಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1250 (1420) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ' ್ಟ 


ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ಬೆಚ್ಚ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ! | ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು | ೌಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಫಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಮಣೆ | (EFI ಪಾಲಾದ ಸತ |, ಪನೆಕ ಹಂತ 
ತ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ತ್ರ = ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬ ಈ (EFI) ಇಫ್‌.ಐ ¢ > | (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! 
ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಎನಾಂಕ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (£0T) | ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿ) ie 
+ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 
ಸಮಕ್ಷ ತನಪವನ್ನಾಸ ಮತ್ತ `ಧೈವರ್ಷನ್‌ ನಹ ಇಂಚೇಕ್‌ 
ಘೋರ್‌ ಬೇ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌. ಇಒಟಿ ಕೇನ. ಡಿಸಿ ನಂ3. ಎಂ.ಎಸ್‌ 
§ ರೈಹಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ.ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌. 
ಸರ್‌ ಲಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ. 
|ಎನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಣ 220 ಕೆವಿಗಿಕೆವಿ ವಿದ್ಧುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ 
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು] M/s Amrutha 
2.ಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಲು constructions Pvt Ltd- 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ನರಗಳ ರ ಅನುಮತಿ NR pe 1st EOT- 23.02.2017 
[ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪ . ಬಟ್ಟು! Seas 10 31.05.2018. ಪ್ರ ದೆ 
Ss ch ea (NE ಯಾವುದು ಬಟ್ಟು 37? 44857 Aaroment AMY | 06032014 | 73922087 | HoT: o10e20is 0 365.13 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ RE t03105.2021 | 
ಶಿಫಾರಸ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮುತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ. 4 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-! 
J ಮಾಕ್ಸ ವನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟೆಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೆ, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌. 
ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ಪ್‌. 
ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸರ್ಚ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌! 
ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಬೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆಎಗಿಕೆವಿ 
[ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯದಾದ ಸಿವಿಲ್‌ M/s G. Shankar-IVRCL 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮೆತ್ತು! (Do as/0L-S8s; Gall 
2 [ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 50245 685.79 Ganesh Nagar, Gyani | 04-03-2014 23.02.2017 2nd EOT- [) 61659 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ colony, Bijapur- 01.06.2018 to 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು $86103 31.05.2021 
[ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ' 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ -ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 


ಎ, 
_ ' ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Bed .] ಕಾಲಾವಧಿ 'ವಿಸ್ಥರಣೆ ಫ್‌. ye ್ತ bi ಪೆಸ್ತುಚಿ ಹಂತ 
ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ಈ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿ ಸರಣ | (EFD) ಇಫ್‌ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ | ಮ್ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ 
ಕರಾರು ಜೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ದನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (£OT) ಮೊತ್ತ (ಹೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಪಗ ಟಿ ಡೆ) 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | ಳಿ 
_ . : } _ . 

1, 2 3 4 p 6 7 8 9 10 \ 
ಸವನ ಸವಣ್ಣ ನಡ ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತ `ಎತರಣಾ`ತೊಟ್ಞ ವಸರ — K - - 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟೆಳ ಘೋರ್‌ ಲೇ ಹಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌. ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, 
ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ಸ್‌. ” K 
ಆಂಕರ್‌ / ಕ್ರಸ್ಟ್‌ ಭಾಕ್‌ಗಳು. ಸರೆ ರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ K 
ತೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಬೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 220 ಕೆವಿಗಕೆವ; M/s Megha Eigineering 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಎಲ್‌ and infrastructure Ltd- { 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 2208ೆ.ವ ಅಲೋ ವವಸ್ಥೆ, ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ: IVRCL (JV), i 
[ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ  ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು] Hoard 5೭ 80-23 922017 . K | 

3 |ಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಬೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 843.93 | 713503 Main, 16th Cross, GD | 03-03-2014 23022017 [COTO 042018 0 97495 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಚಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ $ Park extension, to 31.05.2021 - 
——- ೪-ಅವಧಿಗೆ-ರಿಫಾರಸ್ಟಾ ಮಾಡಲಾದ-ಬಿಡಿ-ಛಾಗಗಳು--ಮತುl - -.|¥yalikaval,Bangalore56 | | — — -— - 1 
ಪಲಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಡಾಗೂ ನಿರ್ಪಹಗೆ-ಜ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 yal a R i 
1 4 
; 
| 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸರ "ಸರ್ಯಾ ಸವಾಣ್ಣಚನನ್ಮಾನ ಮತ್ತ T f 
ಡೈವರ್ವನ್‌ ವಯರ್‌ -2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಟ್ರಬ್ಬುಟಟ-! 
ವಯರ್‌-6 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ವಿಯರ್‌-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ| 
ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ. ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ 
ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ . ದಿಸಿ. ಇಟಿ ಕ್ಷೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ * » 
, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು. ಆಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಹಾಕ್‌ಗಳು. 
ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಬೆ K H 
ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆಬಿಗಕೆವಿ ಎದ್ಭತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ M/s GVPR Engineers 1st EOT- 23.02.2017 ; 
ಕೀಲದಿಗಳ ನರಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು Lid-HCC Ltd.(V) 10 31.08.2018 H 

4 [೪ಗೊಂಡಂತೆ ಸೇನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಸಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 6714.11 903.83 MS 03-03-2014 23.02.2017 2nd EOT- 0 739.09 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಸ್ತು ಶಾಸನದ್ದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ” Jubilee Hills, ” 01.09,2018 10 : 
ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಯೊಳೆ! Hyderabad-500033 31.05.2021 ; 
ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶ ಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 8 ನ 
[ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ; 
ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4 K 

} 
L H 


ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
N ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ/ | ಗುತ್ತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಥರಣೆ ಪ 
ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ತ್ರ ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನ್ನು 6 (2 (EFD) ಇಫ್‌.ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ ಹೊತ್ತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! 
} ರ ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ನಾಂ | ಪೊರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ | ಬಿನಾಂಕ (OT) ಮೊತ್ತ (ಪೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ 
ನಾ: 3 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
1 2 3 4 5 6 7 18 9 10 ll) 
ಕಾಮಗಾನದ ಪಸರ ಸರಾ ಸಮಳಣ್ಣ ತನ್‌ ನನ್ನ ಮತ್ತ! — | 
ದೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಬ್ಬುಟರಿ . ವಿಯರ್‌-4 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಕಾಡಮನೆ ಹೊಳೆ-!. ಪಿಯರ್‌-5 ಆಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-2 
'ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ , ಜಾಕ್‌ ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 
ಸ್ಫಳಗಳಲ್ಲ. ಡಿಸಿ-5. ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌. ಎಂಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲೂ 
ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು. ಆಂಕರ್‌ / ತ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು. ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ] 
ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ತನಿಬೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು! M/s IVRCL Limited,- 
ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ Rh 4 1st EOT- 23.02.2017 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 10, 1st Floor. 3r. £0 33.03.2018 
5 [ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ 49549 543.28 Main, 16th Cross. GD | 493-2014 22.02.2017 2nd EOT- 0 408.91 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ರ 01.04.2018 ೬0 
3 ಸಿ ಇ Vyalikaval,Bangalore56 
ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕಃ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ನಸ 31.05.2021 
[ಯಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ Hyderabad 
[ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-5 Ls 
ಎತ್ತನಹೊಕ ನಡವ ನರನ ಯೋಗ 00 IO7 720 S77 VERE ನ 
66 ಕವಿ 1ನಿದ್ಭುಕ್‌ ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ Pe tiy Piot ' 1st EOT-10.03.2018 
6 ” 185.12 26594 | No.739-A,Road No.37| 10.07.2017 093208 |, S302 [) 23185 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- , Jubilee Hilts, SL eS - 
Hyderabad-500033 305209 
SE SETTER ETS] [ನ 
/ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 1st EOT-06.09.2018 
₹0 05.03,2019 
M/s. KEC international 
Limited 06. wus 
37/7, Namdev Garrnet, Hs pS 
7 106.41 132.62 Ground Floor, Aga 06-03-2018 05.09.2018 Fs [) 104.51 ಹೆಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Abbseall Road, off 06.09.2019 to 
31.05.2020 
Raod.Bangalore560042 ALOT. 1062020 
to 31.05.2021 
ಎತ್ತಿನಹೂ' ನೀಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲು: ,0,00 0೦: fa E 
[ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 29.14 ರಿಂದ 31.00 ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. M/s. Shankaranarayana 
ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ Constructions Private 1st EOT-20-06-2019 
ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಫ್ಯಾಕೇಡ್‌-1 Limited 211217 to 19-06-2020 K 
8 ತ್‌ * 98.71 126.50 4th floor, # 7 Residency 19.06.2019 | 2ndE0T-20-06-2020 39.97 95.16 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Road (old no.9) Rafa to 19-06-2021 
Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
wl [SS 1. 


: ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಟಿ / l 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ! | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಇ] ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಸ್ಕರಣೆ 5% 
ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ತ್ರ 3 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ pl ವಸ (EFI) ಇಫ್‌.ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ/ 
> | ಕರಾರು.ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (EOT) ಮೊತ್ತ (ಫೆಬವರಿ 2022 ೮ ಕಿಟುಲಿದೆ 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕ) ಪ್ರಗತೀ ಇದೆ 
SS J. | \ 
1 2 3 4 5 6 7 $ ) 10 i 
ನನಾ ಹಾಜ್‌ಯಸರುತ್ದಾ ಸಾವರ ಅಡ 135 | B ಾ ( - 
[ಕಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 5.44 ದಿಂದ ಓರಔ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ಕಿಮೀ M/s. Shankaranarayana H 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಣ್ಣು ಅಗೆಕ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೈನಿಂಗ್‌ Constructions Private i 
ಜೊತೆಗೆ ಸದಿ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಷ್‌ ಆಕ್ಷಾಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಣ -ಪ್ಯಾಕೀಚ್‌-1ಎ- Limited K KR 
9 saa ಸ್ಯಾ 346.95 394.79 [athfloor, #7 Residency 09.03.2019 07.09.2020 1S. EOT 08092020 f) 239.64 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
‘ Road {old no.9) Raja "೦ ೨006. { 
Ram Mohan Roy Road l 
Bangalore 560025 | | 
{ H 
ನಾನಾ ಮಾನದ ಸಹಾ ಕಾಲವ ಪೈ700 ರಂ 1400 — KF | 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ M/s Amrutha ! 
ko () (3 ' r 0೦07 ಬ. 
10 [ಜೊತೆನೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟಫ್‌ ಆಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 134.50 147.36 Constructions Pvt Ltd 02.01.18 01.06.2019 500 29 [oN 7237 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗ RR 4 L 
ವ್ಯಾ ನಾವದ ಗಾವಷ್ನ "ನಲನ ಪ್ಯಡರಂದ2400 % 
೬ಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ sri G Shankar 1st EOT-20,06.2019 j 
1 [ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ, ಅರ್‌.ಸಿಸಿ ಟ್ವಭ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಲ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: 2848 32244 Ganesh Nagar, Station | 20.1217 19062019 | BN 45.18 26247 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೫೦೩ರ ಔೊಧರ7 1019.06.2021 j 
ನನಾ ಮಾಯ ಸತ್ತಾ ಕಾಲಡ್‌ಚ್ಯ ಅಂದೆ EX | DY Uppar ind sons I f 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೌಂತ್ರೀಟ್‌ # 148/6-1, 5th Cross, - H 
ಭ್ಯ « , 
| R 404 433.36 RMV Extension, 02.0118 01.07.2019 | SEO 02972019 0 23696 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Sadashivanagar,Bangot 091072021. i 
_ ore 560080 | j 
ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ Bn yy Ist EOT-22.09.2019 
3 [ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಟ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ-5 76.68 86.18 Floor, Amogh Plaza, | 220318 21092009 | | 1258 8641 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Begumpet, Hyderabad pu ! 
560016 to 21.06.2021 , 
ನನ್ಗ ಪಾನ ನಡತ್‌ ಇವನ್‌ ಪೃ ರವ 4ನ fe Amiruths - 
[ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ Construction Pvt. Ltd : 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡ. ಆರ್‌.ಹ.. ಟಫ್‌ ಆಕ್ಟಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-6 No. 384/A, Sindhura R ' 
14 203.83 214.63 Apartment, RMV -l1 22.0318 21.03.2020 lst EOT-22,03.2020 [) 9133 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
stage il . ₹0 21.03.2021 ! 
Block,Bangalore56009 j 
4 j 
ವಜಾ ಮಸಕಹಾಗಾತತ್ತಾ ನರವ ಜೈ EE F000 - 
ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ Ms. Shankaranarayana H 
[ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಫ್‌ ಆಕ್ಟಾಡಕ್ಷ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 Constructions Private 1 
ಜಾ * Limited | 
15 408.51 43262  {4thfloor,#7.Residency| 220318 21032000 | SEC T22032000 20.22 36785 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Road (old no. 9) Raja 0 2143. K 
Ram Mohan‘Roy Road j 
Bangalore 560025 | 
IN I 


ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ! | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು | ಕೌಮಗಾರಿಯನ್ನು | ್ರಮ್ಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಸ್ಥರಣೆ ಬನ kp ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರರ ತ್ರ ತಿಗದಾ ರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದ ಸಾಮಗ by "ಇ (FD ಇಫ್‌.ಐ ಪಾತಸಲಾ > | (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ! 
5 ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ke ಹಂ" ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (EOT) ಮೊತ್ತ (ಫೆಬವರಿ 2022 ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
K 4 ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ನ 
{ SN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
ವತನಷಾಕ ಹಾಲನ ಗರತ್ತಾ ವಾ್‌ ನಂದ ₹508 M/s Reddy Veeranna 
ran 
ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌! cane 
ನೊತಿಗೆ "ಸಿಡಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ" ಟಪ್‌ ಅಕ್ಷಾಡಕ್ಸ್‌'ನರ್ಮಾಣ-ವಾರ್ಸಿಜ್‌-ನ Limited ; istEOT-22.03.2020 
15 11507 11795 Classic Coat, Second 22.0318 21.03.2020 ೬ 21.03.2021 [) 3344 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Floor 9/1, Richmond 
Road Bangalore 
560025 4 
ವತನ ಯೋಂತಯೆ'ಸಡಷ್ಪ'ನವನ್‌ ಸ್ಯ `ರಂದ 380ರ 
್ತಿನ ಣಿ 5 ್ಥ 
ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲ ಅಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ | pe 
ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಆಕ್ಸಾಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 AC 
[2 ಟಫ್‌ ಆಕ್ಣಾಡಲ್ಲಿ ್ಯೀ 51-02, ist EOT-22.03.2020 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
12939 136,55 di Nee Carl 22.03.18 19.06.2019 ಮ 1432 135.09 ಪ್ರೆಗೆ 
colony, Bijapur- 
586103 
ಪತನಹೊಳ EAT 'ಗುರುತ್ತಾ ಇಪ ಚಕರ ಕಂದ 
100.00 ಕಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗೆತ. ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ M/s. Shankaranarayana 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟಫ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ- Constructions Private 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -(0 Limited 
w | 7342 “83.07  J4thAoor.#7 Residency} 2203.18 21.03.2019 | 1StEOT-2203.2019 3.98 79.2 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
k to 21.12.2019 p 
Road (old no, 9) Raja _ 
ಸ Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
ಪ್ರಾನ ಯಜನಾಶಿರಗರತ್ಕಾ ಕಾರನ 'ಗುಡುತ್ಳಾ`ಕಾದವೆ 
8.ಮೀ 170,287 ರಂದ 177.270 ಮತ್ತು 182.220 ರಿಂದ" 182.500 M/s BSR Infratech India 
ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ N Led % 
19 ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈವಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ 409.15 443.83 ಸರಿ ಕಂಜ 12.03.2018 11.03.2020 _ ಗಹ fy 284.09 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ 177270 ರಂದ 82.220 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ia i ar agar to 11.03.2021 
[ಕಾಮಗಾರಿ-ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥ TgRiore: 
[ಎತ್ತಿನಹೊಳ `ಮೋಜನೆಯಡ ಗಡಾ ಕಾಲುವ್‌'ಗುಹತ್ನಾಇವಷಿ — 
ಕಿ.ಮೀ 182.500 ರಿಂದೆ 82.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.210 ರಿಂದ M/s Star Builders and 
193.000 (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಎರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Developers 
20 |ಒಳ॥ ಹಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ! 172.96 160.25 #177, 6th Main road, | 12032919 11032020 | St E0T-12032020 0 6881 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8.ಮೀ 182.530 ರಿಂದ 13.210. ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ KER Layout Sania » to 11.03.2021 
ಗ ರಿ ಪಾಕೇಜ್‌- agar, p 
ಕಾಮಗಾರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಷೀಜ್‌೨12 Bangalore560094 
ಎಕಾ ಯೋನ ಸರ ROTTER —— 
ದ ವಃ ps M/s Ocean 
ರಿಂದ 199.620 ರವರೆಗಿನ (ಮಃಜ್ಞ ಆಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Coriitructons Pivate 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ limited #15-17-893/ 3- . 
2 [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 199620 ರಿಂದ 201880 235.39 3, Zura, 2nd cross, | 19.02.2018 18022020 | 507-19922020 4455 22178 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲಲ್ಲಿಲುಪೆ ನಿರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ವ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥ Shivbag, Kadari, ೦ 31.03.2021. ೂ ; 
Mangalore 575002 ಸ 


ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ಬೆಚ್ಚ / H 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ! | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಕರಣೆ ಪಾಶಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ kdl 
ಸಸಂ ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ತ್ರ id f ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ p) ಸ್ಥ (EFI) a.ಫ್‌.ಐ ಈ > |(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ/ 
_. ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (EOT) ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ { 
ದಿನಾಂಕ f 3 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿ) Had 
wl 4 > dL H 4 
1 2 p 3 4 5 6 7 8 9 10 I 
EC ECE DS EEE) F 
ಏಂದ 206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. M/s ShankaraNarayan 4 
(93.50 ಕೂಮೆಕ್ಸ್‌ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಖ್ಯಾಕೇಚ್‌-2 Constructions Pvt. Ltd. j 
ಎ 822.50 4th floor, # 7 Residency] lst EOT-17.02.2020 ಪಗತಿಯಿ 
22 p > cy ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
429.15 Road (old no.9) Rak | 17022018 16.02.2020 16 3103 2021. 33.43 328,72 ಪಗ ಲ್ಲಿ 
Ram Mohan Ray Road | 
Bangalore 560025 i 
Ig 
ನನಾ ಹಾದ ಸುರುತಾ ಕಾಲರ 08.35 ಅಂದ A 
26090 ದನಿಗೆ ವಹನ ಮೇಬ್ದಲವೆ ನಿವರಣ ಕಾಮಾ Mys G. Shankor-IVRCL i 
MCA ಮಗಾ, (IV). D.no.15/01-586- | 
25 ಕೇಜ್‌ 51-02, Ist EOT-16,02.2020 ph _  ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ . 
_ _ ಮ - 34492. | Gnesi Naga, Gyans 16.02.2018 -}.- 15022020 | 22021 27.59 259.73 ಪ್ರಗತಿಯ: 
colony, Bifapur- ” \ 
586103 H 
ECC ECE CE ECE NRE) : | j 
ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. M/s G. Shankar-IVRCL H 
ಏರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಕಾದಿಳಲ್‌ ಪೇಪರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈದಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು (IV), D.n0.15/01-586- Ist EOT-12,03.2020 | 
್ವೀ Ki ್ನ i 
24 |ಆಡ್ರ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಗೂ. ಕೆಮೀ 300.6 315.21 5102 | 12032018 11.03.2020 10 1193-2021 545 16856 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
219.420 ರಿಂದ 221.140 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Ganesh Nagar, Gyani 2nd EOT-12.03.2021 } 
ವಾತ್‌ 1ರ \ colony, Bijapur- 1011.03.2022 ; 
Nad 586103 i 
- 1 _ 
ನನಾ ಮೊಕ ETI SES - - 
ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಬ್ಬು ಅಗೆತ. ಐಲ M/s SNC Pt LTD | 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆ! ಲ್‌ ಸೇವಲ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಖ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ 4th floor, # 7 Residency : - ೬ ಗ 
235 [ಪ್ಯೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಕೆ)-ಪ್ವಾಕೀಚ| 23918 246.66 Road (old no.9}Raja | 31.10.2018 30.10.2020 | St EOT-31-10.2020 [) 85.30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಡಗಳನ್ನು to 31.10.2021 ] 
WY Ram Mohan Roy Road H 
Bangalore 560025 j 
- i 
— 
ST TRIE TOON BoE N50 TE Ms PLR Projects Pi ; 
ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. Ltd’ } 
ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಡ್ಡ! Inwinex Towers, Plot NY ON 
26 [ನೋಂಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕಜ್‌-15 365.34 388.82 No. 130, 3rd floor, unit | 08.03.2019 07.03.2021 - [) 43.29 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
No. 3-B, Road No. 2, i 
Banjara Hills, i 
nS A Hyderabad ; 
ಎತ್ತಿನ ಯೌೋಜನೆಯನಿ"ಗುರುತ್ತಾ ಾಪತೆ ಕಮೀ ರಂದ H 
120.00 ರವರೆಗೆ (ಅಣ್ಣು ಅಗೆತೆ ಏರಿ ಸಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ M/S SNC Put LTD _ 
ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಆಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರ್ಮಿ 4th floor, # 7 Residency| M 
27 16.760 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 118340 & ಕಮೀ 118830 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 455.94 485.51 Road (old no:9} Raja | 08.03.2019 07.03.2021 - [) 65.42 ಪ್ರಗೆಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
120.00 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ Ra Mohan Roy Road H 
ಕಾಮಗಾರೀಪ್ಕಾಕೇಜ್‌-16 Bangalore 560025 ‘ 
ನಷ ಮಾನ ನಹಷ್ಪ ನನ್‌ ಹಡ y 1 — 
(27.00 ರಜರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆ Ms G- Shankar \VRCL j 
4 ನರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಗಳು (w), 15) "390 ಫಗಿುಲಿದೆ 
'ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-7 27385 273.85 Ganesh Nagar, Gyan 08.03.2019 07.03.2021 - [) 5.24 ಪಗಯಲ 
K colony, Bijapur- j 
586103 H 


r 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ / 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಚ ಪ್ರಸ್ತತ ಹಂತ 
. ್ನಿ ೫ 
i ಯೋಜನೆ; ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ/ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ರಂಭಸದ "| ಕೌಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಕರಣೆ | (£೯1) ೪.ಫ್‌.ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತ್ರಸಂ ಆಜನೆ/ ಗಾ ಅಂದಾಜು ಮೊ: ಪ್ರಾರಂಭಿ: (ಪೂರ್ಣ / 
> | ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ - ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (£0T) (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ 
3 - ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿ) la 
1 2 3 4 5 6 7 10 n 
ಎತ್ತನಹೊಳ ಜನಾವನಯಡ ಸಡನ್‌ ವಾ್‌ 
[ರಂದ 17620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆಕ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಇ M/s SNC Pvt LTD 
[ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು MU 42 Residency 
29 [ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 134980 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 137620 ರವರೆಗಿನ 541.78 541.00 Road {old no.9) Raja | 08.03.2019 07.03.2021 23460 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 Ram Mohan Roy Road 
Bangalore 560025 
ಎತ್ತನಹೊಳ ಹೋತ ಗರುತ್ತಾ ನಾಲ | 
[ರಂದ 140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಆಗೆ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. M/s Ocean 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಅಂಗಟಬದಡಿಂಗs ಗಡ! 
30 |ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 7620 ರಂದ ಕಿಮೀ 19510 ರವರೆಗಿನ 19035 203.69 [Private limited #15-17-| 08-03-2019 07-03-2021 15716 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-19 893/ 3-3, Zuhra, 2nd 
cross, Shivbag, Kadari, 
Mangatore $75002 
ಎನೊ ಹಾಜನಯಡ ಗರತ್ತಾ RESTO 
ಶಂದ 146000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ವರಿ ನಿಪರ್ನಾಣ. M/s G.Shankar-IVRCL 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ .ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು! (V). D.no.15/01-586- 
31 |ಯಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 42.110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್‌ 228.09 226.07 51-02, ‘| 08-03-2019 07-03-2021 5489 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
'ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-20 Ganesh Nagar, Gyani - 
4 colony, Bijapur- 
586103 
ವನೂ ಯಾಜನೆಯರ ಸರಾ ಸಾವನ TE A.Bhupal Reddy 
ರಂದ 156,000, ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, Ashok nAgar, Bhopal 
32 |ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ . ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ] 106.08 106.92 Reddy Compound. | 08.93.2019 07-03-2021 392 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ವ್ಯಾಕೇಜ್‌-21 Behind Petrol Bunk, - _ 
- Avambhavi, Bellari - 
583102 
spans 'ಯೋದನಯಡ ಸರ್‌ ಇವನ KDoddah. Ky - 
ರಂದ 161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ. ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಗಿ ಟಾಟ 
'ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಸ ಲೈನಿಂಗ್‌.ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) Door No. 2-116, 
33 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 157.350 ರಿಂದ 157.980 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ 124.79 13281  [Venkateshwara Nilaya,| 08-03-2019 07-03-2021 55.65 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-22 Opposite KEB NC 
Colony, Dam Road, 
| Hospet-583201 
ವ್‌ 'ಜಾವಕಯಕ ಸಹಾ ಸಾವನ M/s.BSR Infratech India 
24435 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ud 
34 |ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌.ಅಡ್ಡ್ಗ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಚಂತೆ) 451.54 494.84 851 D Block, 15th 20-12-2019 19-12-2021 17.31 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಬ್ಯಾಕೇಜ್‌-23 ross, sahnkar Nagar 
Bangalore-560092 
ಎತ್ತಿನ ಮಜನಯಡಗುರುತ್ದಾ ಕಾವ 3 M/s Sarals project 7 —- 
ರಂದ 24915 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, works pvt ltd 
[ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌.ಅಡ್ಗ ಮೋರಿಗಳು M/s V.LShetty & 
35 ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-24 company {JV} 12 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
1558.51 162.62 6-3-1186/8/A, 3rd 22-12-2021 8.58 ಪ್ರ ಛ್ಲಃ 
Floor, Amagh Plaza, 
Begumpet, Hyderabad 1೨. 
is 23-12-2019 


1 
i 


೫ Re J ರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ | 
ke ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ/ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ "ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಮೃಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ಎಸ್ಥರಣೆ | (£F1) ಇ.ಫ್‌.ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ £3 ಪರಸ ಹೂತ 
ತ್ತಸಂ| " ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ¢ fo ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ p) ತ 3 | (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕರಾರು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ದಿನಾಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (EOT) ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
ಳಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) | 
| H 
1 2 3 4 ವ: 6 7 8 9 10 \l 
| > 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ 249.15 M/s U.Rajesh Karanth- ಸ 
ರಂದ 255.00 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 25 K.Doddahanumanthapp' | 
al M/s URK-KDH-SCPL ; 
(iY) ಪಗತಿಯುಲಿದೆ 
36 166.31 17759 Ais iid. 22-01-2020 21.01.2022 - 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Uppinakudru, : 
Kundapura taluk, Udupi H 
District -576230 j 
1 
ನಷ ಮಾನಸಾ ಸರಷ್ಠ ವಷವ M/s Sadguru Inivatech ~— \ 
. ರಂದ 25897 ವರೆಗೆ ಮಳ್ಳು ಅಗೆತ. ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೆಕಾನಿಕಲ್‌ pvthd- H 
೫ ತೀರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ವೈದಿಂಣ್‌. ಜಡ್ಡ ಮೊರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 125.78 13199 MfsP.Dasaratharama | 23-12-2019 22122000 P 0.00 ಪ್ರಗತಿಯುಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಯಾತೇಜ್‌-26 reddy (JV) { 
Bangalore I 1 
ಸ ತಾಪನ `ವೈರಗೊಂತಡ್ಲು "ಪ್ಥ್‌ಜು Ms. OX Uppar & Son ' 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. # 148/6-1, Sth Cross, 
36 548.00 592.34 RMY Extenston: 19-02-2018 18-08-2019 y 0.00 - 
Sadashivanagar, Banga} K 
ore | 
Had ; 
ಸಾನ ಮಧ ಗರತ್ತಾ`ಫಡರ್‌ ಇವನೆ ಧಾ — — p 
ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 1110 ಕಿಮೀ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ K 
ತರಣೆ, ಅಳವಟಿಕೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ! M/sPLR Projects Pvt : 
16; ರಂದ ಮಿಕ: 001 /ವನೆಗೆ ಗುಡುತ್ತಾ.:ಕಾಲುವ inwinex ಮ Plot j 
39 [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು 751.64 No.130, 3rd floor, unit | 10-07-2019 09-07-2021 § 218.38 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೭ ೪ಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ No. 3-B, Road No. 2, f 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 1) Banjara Hills, A 
Hyderabad ' 
i 
ಸಾ ನಾ ಪನ ಇರ್ತಾ ಬಡ್‌ ಹರಡೆ 121489 1 R 
$.ಮೀ.38.00 ಯಿಂದ 120.488 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ M/s Megha Engineering A 
and Infrastructure Ltd- | 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 8) IVRCL{N). j 
#10, ist Floor. 3rd 
40 610.30 Main, 16th Cross, GD | 07-09-2019 08-09-2021 $ 225.12 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Park extension, { 
Vyalikaval.Bangatore56 f 
0003 
Hyderabad [ 
ನಾಕ ಕಹಯ ಬನಹಳ್ಳಿ 8ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ !- — ke j 
ಕಾಲುವೆ (ಉಡ್ಡ 5289 ಕಿಮಿ ಹಾಗೂ ವಶ ಘಟಕಗಳು - Ms. SNC-MEIL (¥} ; 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 12.06.ಕೆ.ಮೀಃ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4th floor, # 7 Residency ( | ಸಿ 
a ಈ 1179.00 1325.96 Road (old nd. 9} Raja | 08-03-2019 07-03-2021 - 618.92 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ram Mohan Roy Road { 
Bangalore 560025 ) 


~ 7 
ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ಮೆಚ / 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು _ [ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ/ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಇ| ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ಮರಣೆ | (E೯1) ಇ.ಫ್‌.ಐ | ಪಾತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ kd 
ಷೆ = ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ py Md > |(ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ತ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ! ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ಯ್ರಾರು ಮೊತ್ತ | ಮತ್ತುವಿಳಾಸ. ತ ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇ | ದಿನಾಂಕ (EOT) ಮೊತ್ತ | ಫಟ್ರದಂ 20226 (ಗ 3 / 
ಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಸಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
] p 3 4 5 6 7 § [) [0 mM 
ನವಯ ಗನ ಡವ್‌ - - 
ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 8460 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಎಂ.ಎಸ್‌ ವೈಮುಗಳ ವಿತರಣೆ. - Ms S 
ಆಳವಡಿಕೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಡ್ಡ ಮೋರಿ 4 KN 
2 ಗರ ಯೊಂದ ಗ ಂರನೂರು ಡರ ಬವ 55050 86348 [nT en] 300-2019 | 2510-2021 - 39037 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
. |ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Ram Mohan Roy Road 
_ Bangalore 560025 Ri 
ಒಟ್ಟು 2029328 16275.75 Il 247.27 8656.59 


